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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 463 

4 Νοεμβρίου 2011 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 


( 1 ) 


1. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ “ΖΙΑΚΑ ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ” ΚΑΙ “ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ¬ 
ΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΕΙ ΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 
με προϋπολογισμό 81.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ και αναθε¬ 
ώρηση). 

Το έργο αψορά εργασίες αποκατάστασης στους 
Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στις περιοχές 
«Ζιάκα Αχλαδινής» Δημοτικής Ενότητας Φολόης και 
«Άγιος Χριστόφορος Λαμπείας» Δημοτικής Ενότητας 
Λαμπείας. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομά¬ 
δες εργασιών: 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 
64.803,54 (δαπάνη εργ., ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στην 
Αρχαία Ολυμπία, μέχρι τις 17/11/2011 ημέρα Πέμπτη. Η Δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2624361017 και 2624361021, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2624023893 και 2624023124, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Αθ. Μπέλτσος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/11/2011, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 
του Ν. 3669/08) και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 
τιμή. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες 
εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.296,07 ευρώ (2% 
του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς Αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) και ισχύ τουλάχιστον επτά (07) μηνών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (και των επα¬ 
ναληπτικών αυτού). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο 
Αρχαίας Ολυμπίας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. 
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7. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε τέσσερις (04) μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠ- 
ΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ). 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπί¬ 
ας. 

Αρχαία Ολυμπία, 25 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την 
οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση 
του Υποέργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥ¬ 
ΣΕΙΟ». 

Αντικείμενο έργου: Το έργο αφορά την ψηφιακή δι¬ 
αχείριση των λειτουργιών του Μουσείου και την ανά¬ 
πτυξη διαδραστικών πολιτιστικών εφαρμογών για την 
διαδικτυακή πρόσβαση στις συλλογές του Μουσείου. 

Το έργο εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ειδικού Στό¬ 
χου 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - 
Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» 
του Αξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο. 

Προϋπολογισμός: 203.252,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Γλώσσες: Ελληνική. 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 
16/12/2011 και ώρα 13:30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα. 

Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής προκήρυξης 
στην Ε.Ε.Ε.Ε: 25/10/2011. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το Έργο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι πλη¬ 
ρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη 
του διαγωνισμού. 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρό¬ 
πος απόκτησης: Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διανέμο¬ 
νται από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Τμήμα 
Λογιστηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κα¬ 
θώς και στο Διαδίκτυο νννννν.όγζαηΙίηθπηυεθυηη.ρΓ. 

Η Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

Ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί νέο Ανοικτό Διεθνή Δη¬ 
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Μεταφορά μα¬ 
θητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ¬ 
σης Δήμου Ηλιδας για το σχολικό έτος 2011 - 2012», με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 
51 παρ. 1β του πδ 60/2007 και σύμφωνα με τους όρους 
που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την 287/2011 
απόφασή της. 


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 289.985,23 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.ΠΑ. 

Η διαδικασία του διαγωνισμού διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις των Π.Δ. 28/80, Π.Δ. 60/2007. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 

α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, 

β) ενώσεις μεταφορών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, 

γ) συνεταιρισμοί, 

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προ¬ 
σώπων. 

Εγγύηση συμμετοχής: Ποσοστού 3% της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δη¬ 
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ την 19/12/2011 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιων της αρμό¬ 
διας οικονομικής επιτροπής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αμαλιάδας, τηλ. 2622 360 564 όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αμαλιάδα, 26 Οκτωβρίου 2011 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Αριθμ. Διακ. 10/2011 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την 
αριθμ: 209/24-10-2011 απόφαση της Συνεδρίασης του 
Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών 
εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΠ» προϋπολογισμού μελέ¬ 
της δύο εκατομμυρίων διακοσίων δεκατεσσάρων χι¬ 
λιάδων ευρώ (2.214.000 €) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
Σύστημα υποβολής προσφορών καθορίζεται το σύστη¬ 
μα με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το αρ. 6 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με 
τους όρους και τις διαδικασίες της διακήρυξης και των 
λοιπών τευχών της μελέτης του έργου. Στο αντικείμενο 
του έργου περιλαμβάνονται: 

α) Η κατασκευή νέων και ανακατασκευή παλαιών οδο¬ 
στρωμάτων. 

β) Η κατασκευή συντήρηση και ανακατασκευή νησί¬ 
δων, πεζοδρομίων και πλατειών. 

γ) Η επισκευή και συμπλήρωση των διαφόρων συ¬ 
στημάτων απορροής όμβριων (συντήρηση φρεατίων, 
κ.λπ.). 

δ) Η επισκευή και συμπλήρωση του δικτύου απορροής 
ακαθάρτων (συντήρηση και κατασκευή νέων αγωγών 
και δικτύων). 
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 22/11/2011 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 22/11/2011, τότε θα διενεργηθεί την 
29/11/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη ή 4η τάξη γενικά για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ των παραπάνω περιπτώσεων 
α,β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, διατίθεται από την Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., οδός Ακτή Μιαούλη 10, Πληροφορίες Θεοδωρίτση 
Αυγούστα τηλ.: 210-4550246, μέχρι και τρεις (3) εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
δημοπρασίας εφ’ όσον προσκομίσουν αντίγραφο εργο¬ 
ληπτικού πτυχίου και εξουσιοδότηση. Τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της δια¬ 
κήρυξης, τα οποία είναι υποχρεωτικά, οι ενδιαφερόμενοι 
θα απευθύνονται σε φωτοτυπείο της περιοχής (Ακτή 
Μιαούλη 11 εντός στοάς τηλ. 210-4111166), καταβάλλοντας 
το αντίτιμο αναπαραγωγής των τευχών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών Μελετών, ερευ¬ 
νών κ.λπ., στα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών 
μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην υπηρεσία, 
πέραν των προαναφερόμενων δαπανών και τη δαπάνη 
για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. 


Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επι- 
λέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας 
- δεμάτων κ.λπ., η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 3669/08 σε 2% ήτοι ποσόν (34.985 €) όπως 
αναγράφεται στην διακήρυξη. 

Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 


Αριθ. Διακ. 41555/698 

Ο Δήμος Πειραιά διακηρύσσει ότι: 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, 
στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 12, 
Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού, θα γίνει ανοικτός δημόσι¬ 
ος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας: «Μεταφορά 
των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί¬ 
δευσης Δήμου Πειραιά για τμήμα του σχολικού έτους 
2011-2012», προϋπολογισμού δαπάνης 341.843,52 € πλέον 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις μεταφορέων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, με 
αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% του προϋπο¬ 
λογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) των τμημάτων του διαγω¬ 
νισμού (των δρομολογίων) για τα οποία μετέχουν, σε 
γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα έχει 
χρόνο ισχύος τουλάχιστον 10 μηνών από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πρωτοβάθμιας και Δευτε¬ 
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (τηλ.: 2104194623) και στο Τμήμα 
Οικονομικής Επιτροπής (τηλ.: 2104194340-5). Τα τεύχη 
του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικο¬ 
νομικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα του Δήμου: 
\Λ/νν\Λ/.ρίΓ3θϋ5.9ον.9Γ/0θί3υΙ1.3δρχ?ΐ30ίά=678 

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./Τεύ- 
χος ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 
1.100 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 


Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος και με ειδική εντολή 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Αριθμ. 21162 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ 

Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 212, Τ.Κ.: 703 00 

Πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 

Τηλ.: 28913 40401, Φαξ: 28913 40417 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ¬ 
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2011-2012. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: 
Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις μεταφορές μαθητών 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδι¬ 
κών σχολείων για το σχολικό έτος 2011 - 2012, καθώς 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 35253/28-07-2011 έγγραφο 
της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και το ΦΕΚ 1701/01-08-2011, η αρμοδιότητα 
αυτή μεταφέρεται στους Δήμους. 

Προϋπολογισμός του έργου: Συνολικός: 324.357,46 
ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου αναλύεται σε: 

- Δαπάνη Δρομολογίων: 287.042,00 € 

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 37.315,46 €. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υπο¬ 
βληθεί ως ακολούθως: 

Είτε για το για το σύνολο των δρομολογίων ή για το 
μέρος αυτών. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) 
μήνες. 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το 
σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομο¬ 
λογίων που αφορά η προσφορά του. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το 
άρθρο 26 του Π.Δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη 
συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων ή 
για το μέρος των δρομολογίων, που αφορά η προσφορά 
του αναδόχου. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της α’ βάθμιας Αυτοδι¬ 
οίκησης (Κ.Α. 15-6162.001). 


Η πληρωμή των αναδοχών θα γίνει τμηματικά, σε δι¬ 
αστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός, με την 
πρόοδο εκτέλεσης του έργου, ακολουθουμένης της 
διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του Π.Δ. 28/1980 και 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 7.3 
της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Δεν θα δοθεί 
προκαταβολή στον ανάδοχο. 

3. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. 

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις 
του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του 
Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ ΙΙ/Α') καθώς και στο Π.Δ. 60/2007 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικα¬ 
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δι- 
καιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους 
της διακήρυξης, ενώ στην παράγραφο 23.4 του ίδιου 
άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ¬ 
λοδαπά, 

β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά, 

γ. Συνεταιρισμοί, 

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προ¬ 
σώπων. 

ΤΜΗΜΑ IV Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία 
και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
οικονομικότερη προσφορά. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγρά¬ 
φων και πληροφοριών είναι η 2η Δεκεμβρίου 2011. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσι¬ 
ών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ. 70 006, 
τηλ. 28913 40401), κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 
07:00-15:00, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 5,00 € σε 
μετρητά για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Υπάρχει 
δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεν¬ 
νόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 7η Δε¬ 
κεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατά 
την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συ¬ 
νεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των 
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική 
γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται προς την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Κα- 
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στέλλι, Τ.Κ. 70 006 Τηλ- 28913 40108, ΦΑΞ: 28910 32197, 
από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και 
συγκεκριμένα: 

αΐ. κατά του Πρακτικού Διαγωνισμού της Ε.Δ. (Ελεγχος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 

α2. κατά της απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι προθεσμίες για ενστάσεις αρχίζουν από την επόμε¬ 
νη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης 
τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορί¬ 
ες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 26/10/2011 με αριθμ. 10:2011- 
149060. 

Αρκαλοχώρι, 26 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αριθμ. 24374 

Ο Δήμος Ρεθύμνης διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ατσι- 
ποπούλου» με προϋπολογισμό 30.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από: 

1. κατηγορία έργα υδραυλικά με προϋπολογισμό 
24.390,24 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ,λπ.) από την έδρα της Τεχνικής υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου, στην Λεωφόρο Σοφοκλή 
Βενιζέλου (κτίριο Δελφίνι) στο Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100, μέχρι 
τις 17/11/2011 πριν τη δημοπρασία. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρε¬ 
θύμνης (τηλ.: 28310 40000) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, ίαχ επικοινωνίας 28310 40004, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος για επικοινωνία Μιχάλης Κιμιωνής. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής 
υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, την 22η του μήνα Νοεμ¬ 
βρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του Π.Δ. 609/85. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως 
παρακάτω ορίζεται: 

Για έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων (ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 24.390,24 €) Α1 τάξης. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 


γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής ύψους 500,00€ που θα απευθύνε¬ 
ται προς τον Δήμο Ρεθύμνης και ισχύος τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου και 
υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε 5 μήνες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης. 

Ρέθυμνο, 27 Αυγούστου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 2756/2011 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προ¬ 
μήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, εκτυπω¬ 
τές κ.λπ.), για την κάλυψη αναγκών διαφόρων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Συνολικού προϋπολογισμού: 73.500 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., από πιστώσεις του 
Κ.Α. 9345ΝΗ του Έργου 2005 ΣΕ 04600045 του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα 
Προμηθειών 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: Η προσφορά θα συνοδεύ¬ 
εται υποχρεωτικά με: 

Α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
(ποσοστού 5% στην προϋπολογισθείσα δαπάνη) ήτοι: 
3.690 € (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εγγυ¬ 
ητικής επιστολής - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' του τεύχους της 
διακήρυξης) (Π.Δ. 118/07 άρθρο 25 εδαφ. 4). 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
10-11-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο Τμήμα 
Προμηθειών του Πανεπιστημίου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών την 10η Νο¬ 
εμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμή¬ 
μα Προμηθειών, έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής (για 
όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) με την 
καταβολή ποσού τριάντα επτά ευρώ (37 €), στην Εται¬ 
ρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Παν/μίου 
Ιωαννίνων, (Απ. συν. Π.Σ. 296/28-2-91), κάθε ημέρα κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26510 - 07.130-132 
ΡΑΧ. 07.001. 
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Πληροφορίες τεχνικής φύσης θα δίνονται από τους 
αρμόδιους όπως αναγράφονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙ¬ 
ΑΓΡΑΦΕΣ του τεύχους της διακήρυξης. 

Ιωάννινα, 25 Οκτωβρίου 2011 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΣΑΑΚ Η. ΛΑΓΑΡΗΣ 
-♦- 

(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 2754/2011 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατά¬ 
σταση μικροσκοπίων και οπτικών διατάξεων (ΟΜΑΔΕΣ 
Α & Β), για την κάλυψη αναγκών διαφόρων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Συνολικού προϋπολογισμού: 33.500 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., από πιστώσεις του 
Κ.Α. 9345ΝΗ του Έργου 2005 ΣΕ 04600045 του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα 
Προμηθειών 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: Η προσφορά θα συνοδεύ¬ 
εται υποχρεωτικά με: 

Α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
(ποσοστού 5% στην προϋπολογισθείσα δαπάνη) κάθε 
Ομάδας ειδών ήτοι: ΟΜΑΔΑ 1: 675 €, ΟΜΑΔΑ 2:1.000 € 
(σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εγγυητικής επι¬ 
στολής - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' του τεύχους της διακήρυξης) 
(Π.Δ. 118/07 άρθρο 25 εδαφ. 4). 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
9-11-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο Τμήμα 
Προμηθειών του Πανεπιστημίου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών την 9η Νοεμ¬ 
βρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Τμήμα Προμηθειών, έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής 
(για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) με 
την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20 €), στην Εταιρεία 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Παν/μίου Ιω¬ 
αννίνων, (Απ. συν. Π.Σ. 296/28-2-91), κάθε ημέρα κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26510 - 07.130-132 
ΡΑΧ. 07.001. 

Πληροφορίες τεχνικής φύσης θα δίνονται από τους 
αρμόδιους όπως κατά ΟΜΑΔΑ αναγράφονται στις ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του τεύχους της διακήρυξης. 

Ιωάννινα, 25 Οκτωβρίου 2011 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΣΑΑΚ Η. ΛΑΓΑΡΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 2757/2011 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκα¬ 
τάσταση διακομιστή αποθήκευσης δεδομένων και συ¬ 


σκευής ψηφιοποίησης βιβλίων (ΟΜΑΔΑ Α & Β), για την 
κάλυψη αναγκών διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστη¬ 
μίου Ιωαννίνων. 

Συνολικού προϋπολογισμού: 34.500 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., από πιστώσεις του 
Κ.Α. 9345ΝΗ του Έργου 2005 ΣΕ 04600045 του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα 
Προμηθειών 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: Η προσφορά θα συνοδεύ¬ 
εται υποχρεωτικά με: 

Α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
(ποσοστού 5% στην προϋπολογισθείσα δαπάνη) κάθε 
Ομάδας ειδών ήτοι: ΟΜΑΔΑ Α: 900 € και ΟΜΑΔΑ Β: 825 € 
(σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εγγυητικής επι¬ 
στολής - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' του τεύχους της διακήρυξης) 
(Π.Δ. 118/07 άρθρο 25 εδαφ. 4). 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 11- 
11-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. στο Τμήμα 
Προμηθειών του Πανεπιστημίου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών την 11η Νοεμ¬ 
βρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Τμήμα Προμηθειών, έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής 
(για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) με 
την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20 €), στην Εταιρεία 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Παν/μίου Ιω¬ 
αννίνων, (Απ. συν. Π.Σ. 296/28-2-91), κάθε ημέρα κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26510 - 07.130-132 
ΡΑΧ. 07.001. 

Πληροφορίες τεχνικής φύσης θα δίνονται από τους 
αρμόδιους όπως κατά ΟΜΑΔΑ αναγράφονται στις ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του τεύχους της διακήρυξης. 

Ιωάννινα, 25 Οκτωβρίου 2011 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΣΑΑΚ Η. ΛΑΓΑΡΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 2755/2011 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατά¬ 
σταση οργάνων κενού, ειδικών συσκευών, λοιπών δια¬ 
τάξεων (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β & Γ), για την κάλυψη αναγκών 
διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Συνολικού προϋπολογισμού: 45.500 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., από πιστώσεις του 
Κ.Α. 9345ΝΗ του Έργου 2005 ΣΕ 04600045 του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα 
Προμηθειών 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: Η προσφορά θα συνοδεύ¬ 
εται υποχρεωτικά με: 

Α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
(ποσοστού 5% στην προϋπολογισθείσα δαπάνη) κάθε 
Ομάδας ειδών ήτοι: ΟΜΑΔΑ 1: 350 €, ΟΜΑΔΑ 2: 730 €, 
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ΟΜΑΔΑ 3:1.195 € (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
εγγυητικής επιστολής - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' του τεύχους της 
διακήρυξης) (Π.Δ. 118/07 άρθρο 25 εδαφ. 4). 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
10-11-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Τμήμα 
Προμηθειών του Πανεπιστημίου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών την 10η Νο¬ 
εμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Τμήμα Προμηθειών, έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής 
(για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) με 
την καταβολή ποσού είκοσι δύο ευρώ (22 €), στην Εται¬ 
ρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Παν/μίου 
Ιωαννίνων, (Απ. συν. Π.Σ. 296/28-2-91), κάθε ημέρα κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26510 - 07.130-132 
ΕΑΧ. 07.001. 

Πληροφορίες τεχνικής φύσης θα δίνονται από τους 
αρμόδιους όπως κατά ΟΜΑΔΑ αναγράφονται στις ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του τεύχους της διακήρυξης. 

Ιωάννινα, 25 Οκτωβρίου 2011 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΣΑΑΚ Η. ΛΑΓΑΡΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Αριθ. οικ. 172557 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη δι¬ 
ενεργεί επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για 
την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗ¬ 
ΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Ο προϋπολογισμός είναι 
800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ημερο¬ 
μηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 16/12/2011 και 
ώρα 12,00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 16/12/2011 και ώρα 14,30. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου με ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν ειδικές 
προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 
Τ.Κ. 115 237 Αθήνα, 1ος όροφος. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι μέχρι 16/06/2012. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι κατά 85% από το 
Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πε¬ 
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και 15% από Εθνικούς 
Πόρους. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται τμηματικά 
κατόπιν σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την 


αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το οποίο θα πιστο¬ 
ποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και σχετικής 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η διακήρυξη θα 
σταλεί στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 18/10/2011. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται από την Μονάδα Δ' της Ειδικής Υπηρε¬ 
σίας Διαχείρισης, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Τ.Κ. 
11527 Αθήνα. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011 

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. 2003/οικ. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων Περιφέρειας Πελοπον- 
νήσου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή 
αναδόχου, με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει 
μελέτη και κατασκευή, για την κατασκευή του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ¬ 
ΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΑΕΤΟΥ», του Δήμου Τριφυλίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.355.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τους 
όρους που ακολουθούν: 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννή- 
σου, οδός Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, στην Τρίπολη, στις 
27/12/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξεως 
επίδοσης των προσφορών), από την Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαγωνιζόμενης εργοληπτι¬ 
κής επιχείρησης. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρ¬ 
χονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 
κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για 
τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την 
προσφορά τους και ταχυδρομικά. 

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δημοπρατούμενου 
δια της παρούσας έργου, είναι τα παρακάτω (σχετικό 
είναι και το άρθρο 2 της ΕΣΥ): 

Το έργο αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμο¬ 
γής του έργου και στην κατασκευή της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
από την Υπηρεσία μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου (σε 
συμφωνία και με τη μελέτη προσφοράς του) αλλά και 
τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία η Ε.Ε.Λ. δυναμικό¬ 
τητας σχεδιασμού 2.750 Ι.Κ. (σε ορίζοντα 20ετίας) μετά 
επιτυχή 3μηνη δοκιμαστική και 9μηνη πλήρη λειτουργία, 
όπως περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού. 

Περιλαμβάνεται επίσης, η εκπαίδευση του προσω¬ 
πικού του Κυρίου του Έργου στη λειτουργία και τη 
συντήρηση των εγκατεστημένων υποδομών, καθώς και 
η πλήρης εγγύηση του έργου για 36 μήνες μετά το 
χρόνο περαίωσης. 
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2. Το σύστημα που ακολουθείται είναι: σύστημα προ¬ 
σφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή κατά 
τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήμερα. 

Το έργο θα ανατεθεί στην εργοληπτική επιχείρηση 
που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, 
η οποία θα προκύψει από την βαθμολογία της Τεχνικής 
Προσφοράς σε συνάρτηση με το ύψος της Οικονομι¬ 
κής Προσφοράς όπως περιγράφεται στην αναλυτική 
Διακήρυξη. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν προσφορά για 
το σύνολο του έργου. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 
προσφορές. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 1.355.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

• Δαπάνη Εργασιών 791.925,00 € 

• Γενικά έξοδα 

και Όφελος εργολάβου 142.546,50 € 

• Απρόβλεπτα 140.170,72 € 

• Αναθεώρηση 26.983,80 € 

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 253.373,98 € 

Για τον καθορισμό των απαιτούμενων πτυχίων για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο προϋπολογισμός (Δαπάνη 
Εργασιών με ΓΕ+ΟΕ και Απρόβλεπτα) αναλύεται κατά 
κατηγορία έργων ως εξής: 

• Προϋπολογισμός Έργων 

Πολιτικού Μηχανικού 230.724,00 € 

• Προϋπολογισμός Έργων 

Η/Μ Μηχανικού: 843.918,00 € 

• Προϋπολογισμός Έργων 

Χημικού Μηχανικού: 818.000,00 € 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

4.1 Μεμονωμένες Εργοληπτικές 

α) Εγγεγραμμένες στο ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ στις 
κατηγορίες: 

- Κατηγορία Υδραυλικών Έργων: 

Α2,1η και 2η για όλη την Επικράτεια 

- Κατηγορία ΗλεκτρομηχανολογικώνΈργων: 

2η, 3η για όλη την Επικράτεια και 4η για εντός Νομού 
Έδρας. 

- Κατηγορία Έργων Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, 
Στερεών και Αερίων Αποβλήτων: 

2η, 3η για όλη την Επικράτεια και 4η για εντός Νομού 
Έδρας. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
προηγούμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 


4.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα συνεργασθούν υποχρεωτικά 
με μελετητές: 

- Για την κατηγορία Τοπογραφικών Μελετών (κατ. 16): 
τουλάχιστον Α' τάξης 

- Για την κατηγορία Στατικών Μελετών (κατ. 8): του¬ 
λάχιστον Β' τάξης 

- Για την κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (κατ. 13): 
τουλάχιστον Γ' τάξης. 

- Για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών 
(κατ. 9): τουλάχιστον Β' 

- Για την κατηγορία Χημικοτεχνικών Μελετών (κατ. 
18): τουλάχιστον Β' τάξης 

Προκειμένου περί αλλοδαπών εταιρειών, με έδρα 
εκτός Ελλάδος, απαιτείται ισοδύναμη εμπειρία με την 
ανωτέρω απαίτηση. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αριθμός έργου 2010 
ΕΠ026 8 0020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2007 - 2013). 

6. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δημοτική Ενό¬ 
τητα Αετού του Δήμου Τριφυλίας (πρώην Δήμου Αετού) 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ελλάδα. 

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστο¬ 
λής, ύψους είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 
δύο ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (21.492,84 €) 
και πρέπει να απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν 
θα είναι μικρότερη των 11 μηνών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 10 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

9. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν τα 
επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο σχετικό άρθρο της αναλυτικής διακήρυξης. 

10. Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Χρηματοδοτικής 
και Οικονομικής Ικανότητας. 

11. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται, λόγω ποσού, στις 
ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις απαγορεύσεις του άρ¬ 
θρου 31 και επόμενα του Ν. 3669/08. 

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ 
(18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των 
οποίων οι πρώτοι 6 αναφέρονται στις εργασίες κατα¬ 
σκευής, οι επόμενοι τρεις στην δοκιμαστική λειτουργία 
της ΕΕΛ και οι τελευταίοι 9 μήνες στην κανονική λει¬ 
τουργία της ΕΕΛ. 

13. Τα σφραγισμένα έντυπα με βάση τα οποία οι δια- 
γωνιζόμενοι θα συντάξουν την προσφορά τους, καθώς 
και τα τεύχη που αναφέρονται στην παρ. 5.2 της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης διατίθενται από το Τμήμα ΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στη 
διεύθυνση Οπλ. Σεχιώτη 1, ΤΡΙΠΟΛΗ (τηλ. 2710-238562), 
καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κατα¬ 
βολή του ποσού των 50,00 ευρώ μέχρι και την Τετάρτη 
21 - 12 - 2011 . 

Τρίπολη, 26 Οκτωβρίου 2011 
Ο Προϊστάμενος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 




I ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

1 1111 111111111 11111 


11 ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 




